All. 2 


DISCIPLINARE 

TRA: 

II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, I Servizi 
Informativi e Statistici - Direzione Generale per I’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - 
rappresentato dal 

- domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CF 
97439910585 - Via Nomentana, 2 - Roma 

E II Comune di AMATRICE (prov. di RIETI) rappresentato dal Sig. SERGIO PIROZZI domiciliato per 
la carica presso il Comune di Amatrice - CF 00110480571 Via Corso Umberto I A ,70 

Premesso: 

- che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 - S.O.n.63, ha destinato 
I’importo di 100 milioni di euro alia realizzazione di “Misure per il rilancio delle infrastrutture” 
nei piccoli Comuni; 

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2014)”, ha destinato I’ulteriore importo di 
50 milioni di euro per il rifinanziamento delle medesime misure; 

- che il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 164 dell’ll novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 
novembre 2014 n. 262 - S.O., all’art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate 
al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c).; 

- che tra questi interventi rientrano all’ultimo punto dell’elenco “opere segnalate dai Comuni 
alia Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi 
dell’art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013”; 

- che il successivo comma 3 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell’art. 18, 
comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, possano essere riferite anche a nuovi progetti di 
interventi secondo le modalita indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti assegnando priorita: a) alia qualificazione e manutenzione del territorio, mediante 
recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche alia riduzione del 
rischio idrogeologico; b) alia riqualificazione e aU’incremento dell’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio pubblico, nonche alia realizzazione di impianti di produzione e distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili; c) alia messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare 
riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprieta comunale e alle 
strutture di maggiore fruizione pubblica, di seguito “nuovi progetti di interventi”; 

- che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro I’importo stanziato per finanziare i 
suddetti “nuovi progetti di interventi”; 

- che I’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto legge n. 133 del 2014 prevede la revoca del 
finanziamento assegnato in caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), 
b) e c), per I’appaltabilita e la cantierabilita delle opere indicate nelle suddette lettere; 



- che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emesso di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, ha assegnato, per il 
finanziamento delle suddette richieste, I’importo complessivo di 100 milioni di euro, 
ripartendolo in misura pari al 40% nell’anno 2015, al 30% nell’anno 2016 ed al restante 30% 
nell’anno 2017, ed ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina 
a contrarre alia data del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del 
finanziamento; 

- che, in analogia a quanto previsto dal suddetto comma 9 dell’art 18 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio deU’economia”, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, e stata stipulata apposita convenzione tra 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi 
Informativi e Statistici - Direzione Generate Edilizia Statale e Interventi Speciali - e I’ANCI, da 
approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare sulla 
G.U.R.I., per disciplinare le modalita di presentazione delle richieste ed i criteri di selezione 
delle stesse per I’accesso all’utilizzo delle risorse; 

- che, netl’ambito del programma “nuovi progetti di interventi”, il Comune di AMATRICE (Rl) ha 
presentato istanza di finanziamento per I’intervento di REALIZZAZIONE CENTRO SOCAILE PER 
ANZIANI IN AMATRICE CAPOLUOGO per I’importo di € 270.925,48 ; 

- che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse al finanziamento; 

- che e necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e 
Statistici - Direzione Generate per 1’ Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di 
AMATRICE 

- che il presente disciplinare e sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell’art. 15 L. 
241/90 ; 


Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare. 

Art. 2 - Condizioni generali 

Il disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento 
per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici - Direzione Generale per l’ Edilizia Statale e 
gli Interventi Speciali (d’ora in poi Ministero) e il Comune di AMATRICE (Rl) (d’ora in poi Comune) 
in relazione al finanziamento relativo all’intervento: REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE PER 
ANZIANI IN AMATRICE CAPOLUOGO . cosi come individuato nel Decreto di approvazione 
dell’elenco degli interventi finanziati dal programma “nuovi progetti di interventi”. 

Art. 3 - Importo del finanziamento 

1. L’importo del finanziamento concesso e pari ad € 270.945,48. 

2. E’ a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria 
che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei sui confronti. 

3. Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze 
contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a 
conservare agli atti la documentazione di spesa. 


Art. 4 - Erogazione dei finanziamenti 



1. All’atto dell’approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il 
Comune stesso provvedera ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente al 
Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, direttamente al Ministero dandone 
informazione all’ANCI. 

2. Il contribute finanziario sara erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento 
delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo 
impegno contabile delle stesse, in misura pari al 40% nell’anno 2015, al 30% nell’anno 2016 ed al 
restante 30% nell’anno 2017, secondo le seguenti modalita: 

- 40% dell’importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta 
alia presentazione da parte del Comune dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

- 50% in due ratei ciascuno pari al 25%, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale 
rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilita I’avvenuto utilizzo di 
almeno l’80% delle somme gia accreditate e sempre nei limiti deU’impegno assunto sulle 
diverse annualita; 

- saldo 10% alia presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo 
previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del 
procedimento. 

3. I ribassi d’asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le 
eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d ’opera e che, redatte ai 
sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica neU’ambito del 
Quadro Economico finanziato nonche per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alia 
gestione dell’intervento. 

4. In relazione ad un’eventuale perizia di variante in aumento sara erogata, su richiesta del 
Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alia differenza tra il Quadro 
Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso d’asta. 

5. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul fondo 
per il Programma “nuovi progetti di interventi”, sono a carico del Comune. 6. Non sono ammessi 
pagamenti relativi a contenziosi. 


Art. 5 - Esecuzione dei lavori 

L’intervento oggetto del finanziamento da parte del Programma “nuovi progetti” dovra essere 
realizzato in conformita alia proposta presentata e finanziata, nel rispetto del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 6 - Verifiche 

1 . Il Ministero si riserva la facolta di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche 
sull'esecuzione delle opere. 

2. Il Comune dovra consentire I'accesso alia documentazione ed ai cantieri e, in particolare, 
dovra assicurare tutta I'assistenza necessaria per I'espletamento delle suddette verifiche. 

3. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilita della 
regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge. 

Art. 7 - Collaudo 

1. I lavori previsti nell’intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati 
dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori. 



2. II Comune comunica I’avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando 
sotto la sua esclusiva responsabilita che I’oggetto del disciplinare e ultimato e collaudato in ogni 
sua parte. 

3. Al formale affidamento dell’incarico di collaudo provvedera il Comune che ne assumera il 
relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadra Economico 
dell’intervento. 


Art. 8 - Condizioni specifiche 

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione delle opere anche ai 
fini della dichiarazione di pubblica utilita, urgenza e indifferibilita. 

Art. 9 - Durata del disciplinare 

Il disciplinare esaurisce i suoi effetti con la definizione dei rapporti finanziari con il Comune. 

Art. 10 - Rapporti con i terzi 

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed e, pertanto, responsabile di qualsiasi danno 
che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse ed in 
nessun modo potra pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero. 

2. Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare. 

Art. 1 1 - Accreditamento delle erogazioni 

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le cadenze stabilite dall’art. 4 saranno accreditate 

dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di sul c/c di Tesoreria 

indicato dal Comune. 


Art. 12 - Esecutorieta del disciplinare 

Si dichiara espressamente che il presente disciplinare, e vincolante fin da ora per il Comune e 
diverra impegnativo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutorio nei modi 
di legge ed avra efficacia successivamente all’impegno dei fondi che ne garantiscono la 
copertura economica. 


Art. 1 3 - Conservazione degli atti 

Il presente disciplinare e sottoscritto dall’Amministrazione in forma digitale e sara conservato in 
apposita banca dati. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per I’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali 


Data 


Il Sindaco del Comune di Amatrice 
Il Sindaco Sig. Sergio Pirozzi 



